L.W. 42.941/1892. 


Aleg. 13, 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w przedmiocie odrestaurowania wnętrza 
kościoła przy szpitalu św. Łazarza w Krakowie. 


Wysoki Sejmie! 


Przełożona Sióstr Miłosierdzia przy szpitalu św. Łazarza w Krakowie wniosła (jak I. w. 
39.390/92) prosbę o zarządzenie odrestaurowania wnętrza kościoła, który przy tymże szpitalu się 
znajduje, a powierzony jest opiece i nadzorowi Sióstr Miłosierdzia. 

Boczne ściany kościoła nie były już od 30 lat bielone, a około sufitu nie przedsiębrano 
żadnych robót konserwacyjnych od niepamiętnych czasów ; sufit jest odrapany, uszkodzony i ko- 
niecznie naprawy wymaga. 

Prosbe Sióstr Miłosierdzia przedłożył nam Komitet administracyjny wraz ze sprawozdaniem 
i kosztorysem Inżyniera szpitalnego, według którego opinii może nawet zachodzić potrzeba 
wzmocnienia głównego sklepienia przez klinowania od wewnątrz, — co zbadanem zostanie do- 
piero po ustawieniu rusztowań. 

Kosztorys tej restauracyi opiewa na kwotę 1080 zł. a. w. 

Opierając się na fachowej opinii Inżyniera szpitalnego i w uwzględnieniu słusznych żądań 
Sióstr Miłosierdzia uchwalił Wydział krajowy uznać potrzebę odrestaurowania wnętrza kościoła, 
wstawił na ten cel do preliminarza budżetu szpitala św. Łazarza w Krakowie na r. 1893 do 
Rub. X. poz. 51 kwotę 1080 zł. a. w. i wnosi: 


Wysoki Sejm raczy niniejsze sprawozdanie przyjąć do zatwierdzającej wiadomości. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicji i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskie. 


Lwów dnia 3 września 1892. 


Marszałek krajowy: 


Eustachy Sanguszko w. r. 


Sprawozdawca: 


Dr. Franciszek Hoszard w. r. 
Członek Wydziału krajowego. 


